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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

876. ' Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Εν οριακού Ναού Αγίων 


Νεαμαρτόρωιν Π’τολεμαΐδος της I ψάς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορίαίας.I 

377. Όργανα ιπ>υ αποφασίζουν η γνωμοδοτούν ειδικές 

ρυθμίσεις εε δέματα έργων του εκτελούνται ατό τον 
«(Εθνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΡ)». ... ..2 

378. Όργανα -ου αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σ; ρέματα έργων που εκτελούνται από Γπτ · 


ρετίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νο¬ 
μικά ιΐ: .τωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύ¬ 
ονται «π ; τΛ0 .’.’.3 

779. Όργανα τ.ου αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ει¬ 
δικές ρυθμίσεις σε ύέματα έργων που εκτελούνται 
από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥ ΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑίΑΣΠΡΟ- 
ΠΥΡΓ.Έ ΕΛ.Δ.Α. Α.®.4 

ΐ>'89 Όργανα :·υ αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κα: ειδικές 
ρυθμίσεις, σε δέματα έργων που εκτελούνται απο τη 
«Δημόσιά Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα και Εκ¬ 
μετάλλευση Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΔΕΠ-ΕΚΓ) 5 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- ( 1 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 376 

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Λγίουν Νεομαρ- 

τύρων Πτφλεμρίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 590/77 «περί 
του Καταστατικού χάρτου.της Εκκλησίας της Ελλάδος» 
(ΦΕΚ 146/1977 τ. Α') σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 
του αριθ. 8/79 κανονισμού «περί Ιεοών Ναών και Ενοριών» 
(ΦΕΚ, 1/1980 τ. Ά). 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας 
που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα της 5/8.12.86 πράξειυς 
του. 

3. Την αριθ. 133/1986 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου τού Δήμου Πτολεμαΐδος. 

4. Την αριθ. 72/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 


Επικράτειας με πρόταση του Γπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτονν, αποφασίζουμε : 

Άρθρο Μόνο. 

Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Λγίων Νεο- 
μαρτύρων στο Δήμο Πτολεμαΐδος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ανα¬ 
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατά¬ 
γματος. 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΗΖ ΤΡΙΤΧΗΧ 


( 2 ,: 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 377 

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυ¬ 
θμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον «Εθνι¬ 
κό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ)». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1418/1984 «Δημό¬ 
σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 23). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άοθρου 24 του ν. 
1558/1985 (ΦΕΚ Ά 137). 

3. Γην αριθ. 2389/13.2.87 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικοί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικόν» (ΦΕΚ Β' 81). 

4. Την αριθ. 359/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με πρόταση τον Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικόν, 
αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» και των Προεδρ ικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται 
σε εκτέλεσή του. για τα έργα που εκτελούνται από τον Ε¬ 
θνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ) είναι το Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα εξου¬ 
σιοδοτημένα, όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις 
του ΕΟΚ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. 
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Άρθρο 2. 

Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή. 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο 
άρθρο είναι ειδικότερα : 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΚ σύμφωνα με τις εχά- 
στοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις. 

β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είνα 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΚ. 

γ) Ως επιβλέποντες ορίζονται από τον ΕΟΚ τεχνικοί 
υπάλληλοι αυτού οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού, τε¬ 
χνικοί υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 
ή ιδιώτες τεχνικοί που έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο 
προσόντα. 

Άρθρο 3. 

Τεχνικό Συμβούλιο. 

1. Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργα¬ 
νισμού Καπνού (ΕΟΚ). Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται 
με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απο- 
τελείται από : 

α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργα¬ 
νισμού ως Πρόεδρο. 

β) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Καπνοπαραγωγής ή 
της Δ/νσης Αγορών του Οργανισμού, που ορίζεται με από¬ 
φαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΚ. 

γ-δ) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α' 
ένα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ¬ 
πουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και ένα από το εποπτεύον τον ΕΟΚ Υπουργείο Γεωργίας, 
που ορίζεται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους 
Υπουργούς. 

ε) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά¬ 
δας (ΤΕΕ) που ορίζονται με τον αναπληρωτή του από τη 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

2. Αναπληρωτές των με στοιχεία α και β μελών ορίζο¬ 
νται οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών. 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του ΕΟΚ οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου 
και βαθμού που ορίζεται με το αναπληρωτή του με την από¬ 
φαση συγκρότησης του Συμβουλίου. 

4. Εισηγητές του Συμβουλίου είναι οι αρμόδιοι καθ’ ύλη 
τεχνικοί υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανι¬ 
σμού, που συμμετέχουν σ’ αυτό χωρίς ψήφο και προσκαλού¬ 
νται από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου. 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο 
από τα μέλη του. 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάφονται με από¬ 
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας υπερισχύει η. ψήφος του Προέδρου. 

7. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορί¬ 
ζεται τριετής. 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
θέματα που ορίζει, ο ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού 
διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέ¬ 
μπει σ’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι 
αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Άρθρο 4. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για 
τα έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΚ. 

Άρθρο 5. 

Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τ*ύχη. 

1. 'Οπου επιτρέπονται παρεκλίσεις από τις κείμενες δια¬ 


τάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του ΕΟΚ, ο 
παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβού¬ 
λια μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργα 
νισμού. 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από 
αντίστειχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωο- 
γίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
μετά από εισήγηση τβυ Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα¬ 
νισμού. 

Άρθρο β. 

Αιτήσεις Θεραπείας. 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα μ* τις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 1448/1984 απο¬ 
φασίζει ο Υπουργός Γεωργίας, ύστερα από γνώμη το»; αρμό¬ 
διων συμβουλίων της κεντρικής Υπηρεσίας του· Υπουργείου. 

2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον Υπουργό Γεωρ¬ 
γίας και χωρίς να απαιτείται κοινοπ ο ίη σ η στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 7. 

Τελικές Διατάξεις. 

1. Στα έργα του ΕΟΚ των οποίων Οι συμβάσεις διέπο- 
νται από προγενέστερες διατάξεις του Ν. 1418/1984 απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις προγενέστερες 
αυτές διατάξεις, τα όργανα που προσδιορίζονται με το πα¬ 
ρόν διάταγμα. 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις 
του παρόντος, διέπονται από το ν. 1418/1984 και τα Προε¬ 
δρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδί- 
δονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Άρθρο 8. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρό¬ 
ντος διατάγματος. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΧΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

« ΤΓΤνΤΡΤΟ! 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

«ΜΧΤΜΟΧ ΚΛΒΛΜΜΜΜ ΗΤΗΙ ΚΑΛΦΥΔΙΙΧ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠβΥίβλΑΛΟΚΤβΐ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑΝΝΗ! ΠΟΤΤΛΚΗ! και δημ. εργον 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΧ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΛΙΤΑΓΜΑ ΥΤΓ ΛΡΙΟ. 378 

Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυ¬ 
θμίσεις σε θέιιατα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρό- 
σωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ’ αυτό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/84 «Δη¬ 
μοσία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α 
29.2.84}. 

2. Τη με αριθμό Πρωτ. Θ72.2/7/Γ/1564 (ΦΕΚ 784 Β'/ 
7.11.1986) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Ά¬ 
μυνας για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυ¬ 
νας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ €>· 
Στάθη). 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΒΤΟ) 
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3. Γις &ρ'Μ. 587/1986 και 120/1987 γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε : 


Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του 
ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε 
εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) και Ν.Π.Δ.Δ. 
που εποπτεύονται απ’ αυτό, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ά¬ 
μυνας ή εξουσιοδοτημένα όργανα που έχουν την προς τούτο 
οικονομική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις οργανωτικές δια¬ 
τάξεις για το Υπουργείο αυτό και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως ειδι- 
κώτερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 2. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζε¬ 
ται : 

1. Για το Στρατό Ξηράς : 

α) Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Στρατιωτικών Έργων. 

β) Οι κατά τόπους Μονάδες της Στρατιωτικής Υ^πηρε- 
σίας Κατασκευής Έργων Ανασυγκροτήσεως (ΣΥΚΕΑ,). 

γ) Οποιαδήποτε άλλη Στρατιωτική αρχή (Βάση, Μονά¬ 
δά, Κατάστημα ή Υπηρεσία) στην οποία μπορεί να ανατε¬ 
θεί η εκτέλεση έργου. 

2. Για το Ναυτικό : 

α) Τα κατά τόπους περιφερειακά Γραφεία Επίβλεψης, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση του 
κυρίου του έργου. 

β) Οποιαδήποτε άλλη Ναυτική Αρχή (Βάση, Μονάδα, 
Κατάστημα ή Υπηρεσία) στην οποί* μπορεί να ανατεθεί η 
εκτέλεση έργου. 


3. Για την Αεροπορία : > , 

α) Τα κατά τόπους περιφερειακά Γραφεία Επίβλεψης, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση του 
κυρίου του έργου. 


β) Η Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών, 
γ) Οποιαδήποτε άλλη Αεροπορική Αρχή (Βάση, Μο¬ 
νάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσία) στην οποία μπορεί να ανα¬ 
τεθεί η εκτέλεση έργου. 

4. Για τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωμα¬ 
τικών (ΑΟΟΑ) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του, 
αρμοδιότητες της οποίας μπορεί να μεταβιβάζονται στα κατά 
τόπους περιφερειακά όργανα εκτέλεσης έργων ΑΟΟΑ, σύμ¬ 
φωνα με τις σχετικές οργανωτικές διατάξεις. 

5. Για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το Μετοχικό Ταμείο 
Ναυτικού, το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το Μετοχικά Ταμείο 
Αεροπορίας και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, η Ιεχνικη 
τους Υπηρεσία, ή άλλη Υπηρεσία η οποία καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η άλλου εξουσιο¬ 
δοτημένου οργάνου. 


6. Για το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την Λέσχη Αξιω¬ 
ματικών Ενόπλων Δυνάμεων η τοπικά^αρμόδια Διεύθυνση 
Στρατιωτικών Έργων του Στρατού οηρας. 

7. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν αναφέρονται ρητά στο διά¬ 
ταγμα αυτό και υπάγονται στην εποπτεια του ΥΕΘΑ, η 
Τεχνική τους Υπηρεσία (εάν διαθέτουν), ή άλλη Τεχνική 
Υπηρεσία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας ή εξουσιοδοτημένου οργάνου. 


Άρθρο 3, 


Προϊσταμένη Αρχή. 

Προΐσταμένη Αρχή_ή Εποπτεύουσα Αρχή ορίζ*ται 
ί. Γι* το Στρατό Ξηράς : 


α) Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Μηχανικού. 

β) Οι Μείζονες Σχηματισμοί/Διοικήσεις Μηχανικού, για 
τα έργα που εκτελούνται με μέριμνά τους. 

γ) Η ΣΥΚΕΑ για τα έργα που εκτελούνται με μέριμνά 

της. 

δ) Άλλος Σχηματισμός, αρμόδιος για την έκδοση δια¬ 
ταγής κατασκευής έργου. 

2. Για το Ναυτικό : 

α) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Διεύθυνση Έργων. 

β) Άλλη Ναυτική Αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η 
αρμοδιότητα για την έκδοσ·/; διαταγής κατασκευής έργου. 

3. Για την Αεροπορία : 

α) Το Γενικό Επιτελείο Λεροπορίας/Διεύθυνση Έργων. 

β) Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστηρίξεως (ΔΑΥ)/ 
Διεύθυνση Εγκαταστάσεων ' Εργων. 

γ) Άλλη Αεροπορική Αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί 
η αρμοδιότητα για την έκδοσή διαταγής κατασκευής έργου. 

4. Για τον ΑΟΟΑ, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το 
Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετο¬ 
χικού Ταμείου Στρατού και τη Λέσχη Αξιωματικών Ενο¬ 
πλων Δυνάμεων, το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

5. Για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Ί αμείο Ε¬ 
θνικού Στόλου, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 

6. Για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και το Ταμείο 
Αεροπορικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 

7. Για τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν αναφέρονται ρητά 
στο διάταγμα αυτό και υπάγονται στην εποπτεία του Τ ΕΘΑ, 
το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο. 

Άρθρο 4. 

Επιβλέποντες Έργων. 

Επιβλέποντες ορίζονται : 

1. Μόνιμοι Αξιωματικοί σε ενέργεια που είναι τεχνικοί 
διπλωματούχοι, Λνώτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ,ή 
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών η 1 εχνολογικων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής η αλλοδαπής, η από¬ 
φοιτοι Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών. 

2. Τεχνικοί Υπάλληλοι και Έφεδροι Αξιωματικοί δι¬ 
πλωματούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων η Ητυ- 
χιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών η Τεχνολογικών Εκπαι¬ 
δευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

3. Σε έργα των οποίων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει 
το όριο μέχρι του οποίου μπορούν να τα αναλαβουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Β' τάξης ΜΕΕΠ, επιβλέποντες μπορεί 
να ορισθούν οπλίτες, τεχνικοί διπλωματούχοι Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνι¬ 
κών Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Τεχνικών Στρατιω¬ 
τικών Σχολών όταν πρόκειται για μόνιμους ή εθελοντές ο¬ 
πλίτες. 

Άρθρο 5. 

Τεχνικά Συμβούλια. 


1. Τεχνικά Συμβούλια είναι : 

α) Για το Στρατό Ξηράς : , 

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων I ενικού Επιτελείου 
Ιτρατού (ΤΣΕ/ΓΕΣ), το οποίο αποτελείται από το, Διευ- 
υντή Μηχανικού ΓΕΣ ως Πρόεδρο, δύο ανώτατους ή ανω- 
έρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και, άλλους δύο ανω- 
έρους Αξιωματικούς ή τεχνικούς υπαλλήλους ως μέλη τα 
ποία ορίζονται με διαταγή του ΤΕΘΑ ή του οργάνου ποο 
/ζ'. εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του Γενικού 
Ιπιτελείου Στρατού (ΕΤΣΕ/ΓΕΣ) το οποίο αποτελείται 
πό τον Πρόεδρο και τα μέλη του 1 ΣΕ/ΓΕΣ, που ορίζονται 
πως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Νομικό Συμ- 
ουλο του ΥΕΘΑ. 

3) Τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων των Σχηματισμών 
ων περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 του *Ρ Θ ^ 
ου παρόντος διατάγματος αποτελούνται από,έναν ανώτατο 

ανώτερο Αξιωματικό του Μηχανικού ως Πρόεδρο δυο ανω- 
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τέρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και δύο ανωτέρους 
Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους ως μέλη, οι οποίοι 
ορίζονται με διαταγή του ΤΕΘΑ, ή του οργάνου που έχει 
εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

4) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας Κατασκευής Έργων Ανασυγκροτήσεως (ΤΣΕ/ 
ΣΥΚΕΛ.), το οποίο αποτελείται από έναν Ανώτατο ή ανώ- 
τερο Αξιωματικό του Μηχανικού ως Πρόεδρο, δύο ανωτέ¬ 
ρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και δύο Ανωτέρους Α¬ 
ξιωματικούς ή τεχνικούς υπαλλήλους ως μέλη που ορίζονται 
με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που ένει εξουσιοδο¬ 
τηθεί γι’ αυτό. 

β) Για το Ναυτικό : 

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή του Γ' 
Κλάδου του 1 ΕΝ ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Στρατιωτικών 
ΓΕΝ και τρεις ανώτατους ή ανώτερους Τεχνικούς Αξιω¬ 
ματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους της Διευθύνσεως Στρα¬ 
τιωτικών Έργων ως μέλη τα οποία ορίζονται με διαταγή 
του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (ΕΤΣΕ/ΓΕΝ), το οποίο αποτελείται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΓΕΝ, που ορίζονται 
όπως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Νομικό Σύμ¬ 
βουλο του ΥΕΘΑ. 

3) Τα περιφερειακά Τεχνικά Συμβούλια Έργων των 
Ναυτικών Αρχών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, τα οποία αποτελούνται 
από, έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό της αντίστοιχης 
α Ρ'/.ήζ· «ζ Πρόεδρο, δυο ανώτερους Τεχνικούς Αξιωματικούς 
και δύο Τεχνικούς Α.ξιωματικούς ή ανώτερους Τεχνικούς 
Υπαλλήλους των περιφερειακών γραφείων επίβλεψης της 
περιοχής ως μέλη, τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ 
ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

γ) Για την Αεροπορία: 

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Αεροπορίας, το οποίο 
αποτελείται από έναν ανώτατο τεχνικό Αξιωματικό ως Πρόε¬ 
δρο. δύο ανώτατους ή ανώτερους τεχνικούς Αξιωματικούς 
και άλλους δύο ανώτερους τεχνικούς Αξιωματικούς ή Τεχνι¬ 
κούς Υπάλληλους ως μέλη, τα οποία ορίζονται με διαταγή 
του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας (ΕΤΣΕ/ΓΕΑ), το οποίο αποτε- 
λείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΓΕΑ, που 
ορίζονται όπως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Νο¬ 
μικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ. 

3) Τα περιφερειακά Τεχνικά Συμβούλια Έργων των 
Αεροπορικών Αρχών της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 
του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, τα οποία αποτε¬ 
λούνται από έναν ανώτατο ή ανώτερο Τεχνικό Αξιωματικό 
της αντίστοιχης Αρχής ως Πρόεδρο, δυο ανώτερους τεχνι¬ 
κούς Αξιωματικούς και δυο Τεχνικούς Αξιωματικούς ή ανώ¬ 
τερους τεχνικούς Υπαλλήλους των Περιφερειακών Γρα¬ 
φείων Επιβλέψεως της περιοχής ως μέλη, τα οποία ορίζονται 
με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδο¬ 
τηθεί γι’ αυτό. 

4) Το ΤΣΕ της ΔΑΥ (ΤΣΕ/ΔΑΥ) που αποτελείται από 
έναν Ανώτατο Τεχνικό Αξιωματικό της ως Πρόεδρο, τον 
Διευθυντή Εγκαταστάσεων/Έργων της ΑΔΥ και τρεις ανω¬ 
τέρους Τεχνικούς Αξιωματικούς μηχανικούς εγκαταστά¬ 
σεων, ως μέλη, τα οποία ορίζονται με διαταγή, του ΥΕΘΑ 
ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 


3. Με τη διαταγή ορισμού των μελών των παοαπάνω 
Τεχνικών Συμβουλίων ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. 

Για περισσότερα από ένα τακτικά μέλη της αυτής ειδικό¬ 
τητας και βαθμού μπορεί ναορισθούν μέχρι δύο (2) αναπλη¬ 
ρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται με τη σειρά διορισμού 
τους να αναπληρώσουν τα μέλη αυτά, όταν λείπουν, κωλύο¬ 
νται ή είναι απάντα. 

4. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων παρίσταται χωρίς 
ψήφο ο τμηματάρχης κατασκευών ή μελετών της Διεύθυνσης 
Μηχανικού ή Στρατιωτικών Έργων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΙΈΑ, 
ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ή τα αντίστοιχα με αυ¬ 
τούς όργανα των Σχηματισμών, Υπηρεσιών, Αρχών ή 
Ν.Π.Δ.Δ. 

5. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί μό¬ 
νιμος ή έφεδρος κατώτερος Αξιωματικός ή υπάλληλος, ο 
οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με διαταγή 
του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, 
η οποία εκδίδεται με μέριμνα των Υπηρεσιών που είναι αρμό¬ 
διες για τη συγκρότηση των Συμβούλιων. 

6. Εισηγητές για τα θέματα τα οποία συζητούνται στα 
Συμβούλιο ορίζονται χωρίς ψήφο από το Διευθυντή της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της προϊσταμένης Αρχής, Αξιωματικοί 
ή Τεχνικοί Υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών. 

7. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κω¬ 
λύεται, αναπληρώνει ο ανώτερος ή μεταξύ ισοβάθμων ο αρ¬ 
χαιότερος Αξιωματικός που ορίζεται με την απόφαση ή 
διαταγή συγκρότησης του Συμβουλίου. 

8. Τα Τεχνικά Συμβούλια (ΤΣΕ) είναι σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα τρία τουλάχιστον από τα μέλη τους, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. 

9. Τα Ειδικά Τεχνικά Συμβούλια Έργων (ΕΤΣΕ) είνα 1 
σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη, 
στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Νομικός Σύμ¬ 
βουλος ΥΕΘΑ ή οι αναπληρωτές τους. 

10. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων είναι μυστικές. Οι 
αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφο¬ 
φορία και κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι¬ 
σχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις διατυπώνονται σε πρακτικά 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Η 
γνώμη της μειοψηφίας μπορεί να γραφεί στο Πρακτικό με 
αίτηση των μελών που μειοψηφούν. 

11. Όταν πρόκειται για ειδικά ζητήματα όπως είναι θέ¬ 
ματα νομικής φύσης και θέματα που αφορούν έργα σημα¬ 
ντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας 
που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία, 
μπορεί να ορισθούν στα Συμβούλια μέχρι τόσσερα έκτακτα 
μέλη με ψήφο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
ο Νομικό Σύμβουλος του ΥΕΘΑ, αν δεν είναι τακτικό μέ¬ 
λος του Συμβουλίου, μέλη του διδακτικού - ερευνητικού προ¬ 
σωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικοί επι¬ 
στήμονες και ειδικοί Αξιωματικοί. 

12. Η αμοιβή των τακτικών και εκτάκτων μελών όπως 
και του Γραμματέα των παραπάνω Συμβουλίων, καθορί¬ 
ζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

13. Τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων παρέχουν τη γνώμη 
του για τα θέματα που ορίζει ο ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά 
αυτού διατάγματα, καθώς και για κάθε ζήτημα το οποίο 
ήθελε θέσει υπόψη τους ο Υπουργός, ή τα εξουσιοδοτημένα 
όργανα. 


Τεχ Γ· κ0 Συμ Ρ° ύλ '° Έργων της ΔΑ 
(ϋ 1 ΛΓί/ΐΛΑ 1 ) το οποίο αποτελείται από τον Ποό^δοο ν 
τα μέλη του ΤΣΕ/ΔΑΥ, που ορίζονται όπως στην προηγο 
μενη περιπτ. (4) και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ. 

2. Γο Γεχνικό Συμβούλιο για τα έργα των Νομικών Πρ 
σωπων Δημοσίου Δικαίου τα. οποία .υπάγονται στην επ 
πτεια του ΥΕΘΑ, είναι το Τεχνικό Συμβούλιο .Έργων τι 
«ρμοόιου Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει η εποπτεί 


14. Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Εθνικής Άμυνας 
(ΤΣΕΕΘΑ). 

α) Αποτελείται από τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, τους Διευθυντές 
των αντίστοιχων Διευθύνσεων Μηχανικού ή Γραφείων Ερ¬ 
γων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και τον Διευθυντή του Γραφείου 
Υποδομής ΓΕΕΘΑ ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 
όπως κάι το Νομικό Σύμβουλο του .ΥΕΘΑ, οσάκις απαιτεί¬ 
ται κατά την κρίση του Προέδρου-του Συμβουλίου, ο οποίο 
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μετέχει χωρίς ψήφο. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο ανώ¬ 
τερος ή ο αρχαιότερος από τους Προέδρους. Καθήκοντα 
Γραμματέα εκτελεί μόνιμος ή έφεδρος κατώτερος τεχνικός 
Αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 

β) Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 
όλα τα μέλη του ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 

γ) Εισηγητές για τα θέματα τα οποία συζητούνται στο 
Συμβούλιο, ορίζονται Αξιωματικοί ή Τεχνικοί Υπάλληλοι 
με διαταγή του ΓΕΕΘΑ. Για θέματα που προτείνονται από 
τους Κλάδους ο εισηγητής ορίζεται μετά από πρόταση του 
οικείου Κλάδου. 

δ) Η γνώμη του Συμβουλίου, η οποία διατυπώνεται σε 
Πρακτικό, λαμβάνεται με πλειοψηφία και σε ισοψηφία των 
παρόντων μελών υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η γνώ¬ 
μη της μειοψηφίας μπορεί να γραφεί στο Πρακτικό με αί¬ 
τηση των μελών που μειοψηφούν. 

ε) Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στα παρακάτω ζη¬ 
τήματα : 

1) Γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν σε τροποποιή¬ 
σεις ή συμπληρώσεις της κείμενης Νομοθεσίας για την εκτέ¬ 
λεση έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

2) Ειδικά, όταν πρόκειται για έργα που αφορούν και 
στους τρεις Κλάδους των ΕΔ συγχρόνως, έχει και την αρμο¬ 
διότητα Τεχνικού Συμβουλίου Έργων, σε ότι αφορά τη με¬ 
λέτη των έργων αυτών ή ουσιώδεις τροποποιήσεις της. 

3) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα που μπορεί να θέσει 
υπόψη του το ΓΕΕΘΑ αυτεπάγγελτα ή μετά από εισήγηση 
του οικείου Κλάδου. 


Άρθρο 6. 

Αιτήσεις θεραπείας. 

1. Για αιτήσεις θεραπείας που υποβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του ν. 1418/84, για διαφορές που παρουσιά¬ 
ζονται κατά την εκτέλεση των έργων, στα οποία αναφέρεται 
το παρόν Π,Δ., αποφαίνεται ο Υπουργός Εθνικής, Αμυνας,η 
τα όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, μετά από γνώ¬ 
μη του αντίστοιχου Ειδικού Τεχνικού Συμβουλίου Εργων. 

2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον Υπουργό Εθνι¬ 
κής Άμυνας και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπη¬ 
ρεσία ή στην Προϊσταμένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοι¬ 
νοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 7. 

Εγκρίσεις IIροτύπιον Συμβατικών Τευχών. 

Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντί¬ 
στοιχα του ΥποΟργείου Περιβάλλοντος,. Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υ¬ 
πουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου Έργων Εθνικής Άμυνας. 


Άρθρο 8. 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. 

1. Τα έργα αρμοδιότητας ΥΕΘΑ αναλαμβανουν ημεδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι γραμμένες στα Μητρώα 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεις (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Εργων η τα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα. 

2. Ειδικά για τα έργα ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα 
ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 12. 

Άίρ&ρο 9. 

Επιτροπές Εισήγησης για αναθεση. , 

Στις περιπτώσεις των έργων που έχουν χαρακτηρισϋει 
«δικής φύσεως σύμφωνα με το παρόν διαταγμα, η ,πι ρ η 
διαγωνισμού ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισή¬ 
γησης για ανάθεση ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό το 

^ ' Άρθρο 10. 

ν..\Ά> Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων. 

ΆΤ.· Οι συμβουλευτικές επιτροπές παρακολούθησης 


έργων, που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1418/ 
1984 για τα σημαντικά έργα, δεν μπορούν να έχουν περισ¬ 
σότερα από 5 μέλη. 

2. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν Αξιωματικοί ή 
Τεχνικοί υπάλληλοι που εκπροσωπούν το φορέα κατασκευής 
και το φορέα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο και οι 
οποίοι διαθέτουν, εάν είναι δυνατόν, τις αναγκαίες ειδικές 
γνώσεις. 

3. Ο χαρακτηρισμός του έργου σαν σημαντικού γίνεται 
από την προϊσταμένη αρχή, από την οποία συγκροτείται και 
η επιτροπή. 

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί πάντα να προβεί σε 
τέτοιο χαρακτηρισμό του έργου και να συγκροτεί την Επι¬ 
τροπή. 

Άρθρο 11. 


Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.^ 

1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία διέπεται απο 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 
609/85 με τις παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις : 

α) Για την προμήθεια και μεταφορά υλικών που πρόκειται 
να ενσωματωθούν στα έργα μπορεί να εφαρμόζονται και τα 
ακόλουθα : 

1) Τις προμήθειες ή μεταφορές αναλαμβάνουν προμηθευ¬ 
τές ή μεταφορείς, άτομα ή επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες λατο¬ 
μείων, μεταφορικές επιχειρήσεις κ.λ.π.), που διαθέτουν τα 
απαοαίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη προμήθεια και 
μεταφορά υλικών, όπως αυτά καθορίζονται στους όρους της 
προμήθειας ή μεταφοράς. 

2) Η οριστική παραλαβή διενεργειται ταυτόχρονα με την 
προσωρινή στους χρόνους που προβλέπονται για την τε- 
τευλαία. 

3 Το όριο που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 
του Π.Δ. 609/85 ορίζεται στο 1/3 του ορίου μέχρι του ο¬ 
ποίου μπορούν ν’ αναλάβουν έργα εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Α' τάξης ΜΕΕΓΙ και εφαρμόζονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2;) του ίδιου Π.Δ. 609/8.7. 

4) Αρμοδιότητες που προβλέπονται για την προίστα- 
αένη αρχή ασκούνται από τη Δ/νουσα 1 πηρεσία, πΛην των 
περιπτώσεων επικύρωσης έκπτωσης και αιτήσεων Οερα- 

π$ί(Χζ. ι » 

β) Στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις 

ισνύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Άμυνας, οι αρμοδιότητες των προβλεπομένων από τις 
διατάξεις αυ^ές γνωμοδοτ.ικών οργάνων ασκούνται από το 
αντίστοιχο Τεχνικό Συμβούλιο. 

γ) Ειδικώτερα, τμηματικές προμήθειες 9«ροθλικών™> 

* συνολική τους δαπάνη κατά έργο δεν υπερβαίνει το 1/100 
ίου προϋπολογισμού του έργου και η οποία δεν μπορεί να 
υπερβεί το 1/100 του ορίου μέχρι του οποίου απορουν ν 
αναλάβουν έργα εργοληπτικές επιχειρήσεις Α ταςης, ΜΕΕΠ, 
μπορούν να γίνονται απ’ ευθείας από τον επιβλέποντα, χωρίς 

γ» τ,ν ίΡΪ- 

™™*σία μπορεί, μ«τ4 «■*» ^Λ/οουο. 

κάθε φοεά^το ημερομίσθια και το χρόνο απασχόλησης αυτου. 
Αντίγραφα των διαταγών αυτών, ως και της εξουσιοδότησης 

επισυνάπτονται στα δικαιολογητικα του 

££££&!£·- 

9 * ■' τ “ -*·"*· 

Άρθρο 12. 

Έργα ΝΑΤΟ - '/*ΪΛΤΟ - · Λπόρ- 

1. Τα έργα χαρακτηρίζονται ΙΝΑΐυ X. ν 
ρητά σύμφωνα με τα παρακατω· που χρήμα - 

α) Έργα ΝΑΤΟ χαρακτηρίζω ,; Τ ΝΑ ΤΟδυνά- 

τοδοτούνται μερικά η ολικ 9ς ζ'· ζ (ύν/.ές πιστώσεις. 

μένα και να προχρηματοδοτηθουν με 
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Στην κατηγορία αυτή μπορεί να υπαχθούν και τα πασης φυ- 
σεως έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση απο πηγές 
εξωτερικού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η 
εξουσοοδοτουμένου οργάνου. 

β) Έργα Οχύρωσης χαρακτηρίζονται τα καθ’ αυτό έργα 
Οχύρωσης, καθώς και οι πάσης φύσεως κατασκευές και 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ή συμπληρώνουν τα έργα 
οχύρωσης, ή που σχετίζονται οπωσδήποτε με αυτα. 

γ) Απόρρητα έργα χαρακτηρίζονται τα έργα τα οποία 
εκτελούνται με μελέτη που είναι διαβαθμισμένη με βαθμό 
ασφαλείας «Απόρρητο» και άνω. 

2. Τα έργα ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα δύνανται να 
χαρακτηρίζονται ειδικής φύσης με απόφαση του ΊΕΘΑ ή 
του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό και να εφαρ¬ 
μόζονται σ’ αυτά οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 2 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εφόσον συντρέχουν οι προϋπο¬ 
θέσεις που η διάταξη αυτή ορίζει. 

ο. Στις δημοπρασίες για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των παραπάνω έργων, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 
που συμμετέχουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένες και σε ειδι¬ 
κούς πίνακες για την ανάληψη τέτοιων έργων, που τηρούνται 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εγγραφή στους πίνακες 
αυτούς των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ γίνεται 
ύστερα από σχετική αίτηση της επιχείρησης. Μέχρι 30.10.87 
στις δημοπρασίες των έργων αυτών μπορεί να συμμετέχουν 
τόσο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ οι εγγρεγραμμένες 
στους ανωτέρω ειδικούς πίνακες, όσο και οι επιχειρήσεις που 
μπορούσαν να συμμετάσχουν με βάση τις προΐσχυουσες 
διατάξεις. 

Άρθρο 13. 

Παραβίαση εχεμύθειας. 

Ο ανάδοχος στρατιωτικού έργου οφείλει να τηρεί την επι- 
βαλόμενη για τα έργα αυτά εχεμύθεια. Η παραβίαση της εχε¬ 
μύθειας από οποιοδήποτε όργανο του αναδόχου ή το προ¬ 
σωπικό που χρησιμοποιεί, αποτελεί λόγο να κηρυχθεί έκ¬ 
πτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ειδική πρόσ¬ 
κληση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ/τος 609/85. 
Πέραν των >οιπών συνεπειών της έκπτωσης για τον ανάδοχο 
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να απα¬ 
γορεύεται γενικά ή υπό ορισμένους όρους, ανάλογα με την 
παραβίαση, η εκτέλεση στρατιωτικών έργων από την εργο¬ 
ληπτική αυτή επιχείρηση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
και στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραματείας Δημ. 
Έργων που τηρεί το ΜΕΕΠ. 

Άρθρο 14. 

Επιθεώρηση έργων ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα. 

Η επιθεώρηση των στρατιωτικών έργων ΝΑΤΟ - Οχύ¬ 
ρωσης - Απόρρητα που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικής φύσης, 
γίνεται από Αξιωματικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του 
ΥΕΘΑ στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή 
Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
του Ν. 1418/84. 

Άρθρο 15. 

Απόδοση δαπανών έργων. 

1. Τα δικαιολογητικά της δαπάνης του έργου υποβάλ¬ 
λονται για έλεγχο στην ΓΙροϊσταμένη Υπηρεσία, αμέσως 
μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου. 

Τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία ταξινομούνται κατά 
φακέλους, όπως παρακάτω, είναι : 

α) Μερικός Φάκελος I 

Διακήρυξη και σχετικά κατακυρώσεως Διαγωνισμού 

I. Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

Δικαιολογητικά γενικά για τη δημοσιότητα του διαγω¬ 
νισμού 

3. Προσφορές των εργολάβων πλήρεις. 

4. Πρακτικά του διαγωνισμού (ένα ή και περισσότερα). 

5. Εισηγητικές εκθέσεις των Επιτροπών διενεργείας των 
διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση. 

6. Πρακτικό του ΤΣΕ (αν υπάρχει). 


7. Σχετική με τα παραπάνω αλληλογραφία κατά χρονο¬ 
λογική σειρά. 

β) Μερικός Φάκελος II. 

Κύρια Στοιχεία του Έργου. / _ 

1. Κατακυρωτική του διαγωνισμού διαταγή του ϊπουο- 

γείου. , , γ 

2. Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που ορίζει τον 
επιβλέποντα, και τυχόν υπάρχουσες διαταγές αντικαταστα- 
σεώς του, 

3. Εργολαβική σύμβαση και τυχόν υπάρχουσες συμπληρω¬ 
ματικές. 

4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με όλες τις 
εγκεκριμένες αναπροσαρμογές του. 

5. Με αύξοντα αριθμό οι εγκεκριμένοι Συγκριτικοί Πί¬ 
νακες (ΣΠ) και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονά¬ 
δάς Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) με τις εγκριτικές διαταγές 
τους, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία. # 

6. Όλες οι διαταγές με τις οποίες εγκρίνεται η διάθεση 
πιστώσεων για το έργο. 

7. Αλληλογραφία σχετική με τα παραπάνω, με χρονολο¬ 
γική σειρά. 

γ) Μερικός Φάκελος III. 

Παραλαβή Εργασίας, . · , 

1. Διαταγή συγκροτήματος επιτροπής αφανών εργασιών, 
ζυγίσεως υλικών, χαρακτηρισμού εκσκαφών κ.λπ. (αν υπαρ- 

Ζ*)· 

2. Οι μηνιαίες επιμετρήσεις, τα Πρωτόκολλα αφανών 
εργασιών, τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού των εκσκαφών, 
τα πρωτόκολλα ζυγίσεως υλικών κ.λπ. όλα σε δυο αντίτυπα 
και κατά χρονολογική σειρά αριθμημένα. 


3. Τελική επιμέτρηση. 

4. Διαταγή συγκροτήσεως επιτροπής προσωρινής παρα¬ 
λαβής. ' , 

5. Πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής σε δυο αντί¬ 
γραφα. 

6. Αλληλογραφία σχετική με τα παραπάνω κατά χρονο¬ 
λογική σειρά. 

δ) Μερικός Φάκελος IV. 

Χρηματικές Δοσοληψίες. ····, 

1. Με αύξοντα αριθμό όλες οι ελεγμένες πιστοποιήσεις. 
Επίσης τελικός λογαριασμός ο οποίος θα συνοδεύεται απο την 
τελική επιμέτρηση και το θεωρημένο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. 

2. Ανακεφαλαιωτική Κατάσταση, σε δύο αντίγραφα, των 
δαπανών που έχουν γίνει, πάνω στις οποίες^ θα γράφεται ο 
αριθμός του εντάλματος. 

3. Απολογισμός σ* τρία αντίγραφα. 

4. Κατάσταση κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

5. Βεβαίωση περατώσεως του έργου. 

6. Διαταγές παρατάσεως της προθεσμίας του έργου και 

τυχόν επιβολής ποινικών ρητρών. . . / , 

7. Τη σχετική με τα παραπάνω αλληλογραφία κατα 
χρονολογική σειρά. 

ε) Μερικός Φάκελος V 

Τεύχη Μελέτης. 

Όλα τα τεύχη της αρχικής μελέτης του έργου με τ /·? 
τυχόν τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν και τη σχετική α 
ληλογραφία κατά χρονολογική σειρά. 

2. Η παραπάνω κατανομή σε μερικούς φακέλους και το 

είδος των δικαιολογητικών μπϋ^εί να τροποποιείται με δια 
ταγές του ΥΕΘΑ ή εξουσιοδοτημένου οργάνου. , 

3. Η Πρσϊσταμένη Υπηρεσία ενεργεί τον τεχνοοικανομικο 
έλεγχο, τυπικά και ουσιαστικά και εγκρίνει τη δαπανη, την 
οποία επιστρέφει στη Διευθώνουσα Υπηρεσία για την τηρηση 
της μέχρι την οριστική παραλαβήν 

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο λογαριασμός επιστροφής 
τελευταίου μέρους των κρατήαεων, (παρ. 3 και 5 άρθρου 2 
Π.Δ/τος 609/85) .εφόσαναύτές δεν έχουν «ντικατασταθε 
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με εγγυητικές επιστολές, ο οποίος εγκρίνεταο από την Προϊ- 
σταμένη Αρχή και μετά την έγκριση αυτή τακτοποιούνται 
οι οικονομικές εκκρεμότητες με τον εργολάβο και αποδί¬ 
δονται οι εγγυήσεις. 

5. Για έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία ισχύει και η 
παράγραφος 10 του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ. 

Άρθρο 16. 

Παρεκκλίσεις. 

Παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέ¬ 
λεση Στρατιωτικών Έργων, σύμφωνα με την περίπτωση β' 
της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 1418/84, εγκρίνονται : 

α) Για τα έργα Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας 
και ΣΤΚΕΑ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή 
των οργάνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί και έχουν ανάλογη 
οικονομική αρμοδιότητα, μετά από γνωμοδότηση του αντί¬ 
στοιχου Τεχνικού Συμβουλίου Έργων. 

β) Για τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΕΘΑ, με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισή¬ 
γηση *θυ Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου ΝΠΔΔ 
και μετά απύ γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έρ¬ 
γων του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει η 
εποπτεία. 

Άρθρο 17. 

Εκτέλεση Μικρών Έργων από μη Κατασκευαστικές Μονάδες 
του ΥΕΘΑ (Απολογιστικά). 

1. Έννοια - Ορισμός : 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται εργασίες συντήρησης 
και μικρά έργα, που εκτελούνται από μη κατασκευαστικές 
Μονάδες του ΥΕΘΑ, των οποίων ο προϋπολογισμός της με¬ 
λέτης δεν υπερβαίνει το 1/3 του ορίου μέχρι του οποίου 
μπορούν να αναλάβουν έργα εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α' 
τάξης Έργων Οδοποιίας. Μη κατασκευαστικές Μονάδες 
είναι οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των οποίων η κύρια απο¬ 
στολή δεν είναι η εκτέλεση έργων. 

2. Τρόπος Εκτέλεσης Έργων : 

α) Η εκτέλεση των έργων αυτών γίνεται πάντοτε με βάση 
εγκεκριμένη μελέτη και με έναν από τους παρακάτω τρόπους 
ή συνδυασμό αυτών : 

1. Με υλικά του Δημοσίου ή του Εμπορίου, ολικά ή μερικά 
και με οπλίτες ή ιδιώτες εργατοτεχνίτες, ολικά ή μερικά. 

2. Με ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις γενικά ή 
τμηματικά, της εκτέλεσης μόνο της εργασίας (φατούρα), των 
υλικών παρεχομένων από την Υπηρεσία, είτε με αγορά απο 
το Εμπόριο, είτε από τις αποθήκες του Δημοσίου. 

3. Με ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις του όλου έρ¬ 
γου (εργασία και υλικά), με γενική ή τμηματικές εργολαβίες. 

β) Ο τρόπος εκτέλεσης των έργων καθορίζεται από το 
Διοικητή της Μονάδας που κατασκευάζει το έργο, αναλογα 
με το διατιθέμενο προσωπικό, μέσα και υλικά, εφόσον δεν 
έχει καθορισθεί από τον Προϊστάμενο Σχηματισμό η το 
Υπουργείο. ,. 

3. Επιβλέ*»νε·ς Έργου : 

Λ) Βκέβλάπνντες βρίζονται, με διαταγή της Μονάδάς 
κατασκευής του έργου : 

1. Μόνιμοι ή Έφεδροι Αξιωματικοί : 

2. Οπλίτας διπλωματούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ή πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών η 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής η αλ¬ 
λοδαπής. 

β) Οι επιβλέποντες είναι υπεύθυνοι για την : 

1. Οργάνωση της εργασίας στο εργοτάξιο. 

2. Καλή ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικούν και την 
καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης, τη μελέτη του έργου, τις διαταγές της Προίσταμένης 
Αρχής και τη Νομοθεσία πσυ ισχύει. 

3. Τήρηση των όρων της σύμβασης όταν το έργο εκτε* 
λείται με εργοληπτική επιχείρηση. 

4. Απόδοση της δαπάνης του έργου. 


γ) Οι επιβλέποντες για τυχόν πλημμελή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, από την οποία προήλθε ζημιά για το έργο 
και το Δημόσιό, υπέχουν Διοικητική και Οικονομική ευθύνη. 

4. Προσωπικό : 

α) Για το προσωπικό που απασχολείται στα έργα που 
εκτελούνται απολογιστικά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις 
παρ. 1δ και 1ε, του άρθρου 11 του παρόντος. 

β) Το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται 
πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή αντίστοιχο ασφα¬ 
λιστικό οργανισμό, ανάλογα με την ειδικότητά του. 

γ) Οι πληρωμές των εργατοτεχνιτών γίνονται ανά 15νθή- 
μερο με βάση μισθοοδοτική κατάσταση που συντάσσεται και 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα και από τους δικαιούχους 
κατά την πληρωμή τους. 

Πριν από την πληρωμή η μισθοδοτική κατάσταση ελέγχε¬ 
ται και υπογράφεται από το διαχειριστή χρηματικού Μο¬ 
νάδας. Ο έλεγχος των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν 
γίνεται με βάση τα ημερήσια δελτία παρουσίας, που τηρούνται 
από τον επιβλέποντα και ττα οποία αναγράφονται καύημε- 
ρινά τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, που υπογράφουν για 
την οόφ ξη και αναχώρηση στην αρχή και στο τέλος του 
ωραρίου εργασίας αντίστοιχα. 

δ) Οι εργατοτεχνίτες όταν πληρώνονται υπογράφουν στην 
αντίστοιχη στήλη της μισθοδοτικής καταστάσεως και εφό¬ 
σον είναι αγράμματοι, μπορεί να υπογράφουν δύο μάρτυρες 
αντί αυτών. 

ε) Οι μισθοδοτικές καταστάσεις θεωρούνται από το 
Διοικητή της Μονάδας. 

5. ϊ*λικά Δημοσίου : 

α) Ο επιβλέπων το έργο, προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
υλικά του Δημοσίου, τα ζητά από τη Μονάδα (Δ/νση του 
Έργου) η οποία μεριμνά για την έγκαιρη χορήγησή τους. 
Στη συνέχεια ο επιβλέπων μεριμνά και είναι υπεύθυνος για 
την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

Τα υλικά του Δημοσίου παραδίδονται στους επιβλέποντες 
με απόδειξη από τη Διαχείριση της Μονάδας και οι επιβλέ- 
ποντες παραδίδουν επίσης με απόδειξη αυτά στις εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εφόσον το έργο γίνεται από αυτές. 

β) Όταν κατά την εκτέλεση των έργων προβλέπεται 
χρησιμοποίηση υλικών από κατεδάφιση παλαιών κατασκευών, 
συντάσσεται από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών του 
Έργου Πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς 
τα υλικά που προήλθαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται για το έργο ανάδοχος, ο 
επιβλέπων παραδίδει σ’ αυτόν με απόδειξη και πριν από κάθε 
χρησιμοποίηση όσα υλικά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
απ’ αυτόν, σε άλλη δε Αρχή που καθορίζεται από την 1 πη- 
ρεσία, τα λοιπά υλικά. Εάν δεν υπάρχει ανάδοχος στον οποίο 
να παραδοθούν τα υλικά, ο επιβλέπων τα παραλαμβάνει από 
την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών και χρησιμο¬ 
ποιεί τα αναγκαιούντα στο έργο υλικά, τα δε υπόλοιπα παρα- 
δίδει στη Μονάδα για την οποία εκτελείται το έργο, με από¬ 
δειξη. 

γ) Η δικαιολόγηση των υλικών γίνεται με το υπόμνημα 
δικαιολόγησης υλικών, που συντάσσεται από τον επιβλέποντα 
και στο οποίο αυτός δικαιολογεί λεπτομερώς όλα τα κατα- 
ναλωθέντα υλικά με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
εργασίας. 

δ) Τα υλικά που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο 
παραδίδονται στη Διαχείριση Υλικού της Μονάδας. 

6. Αγορά Υλικών από το Εμπόριο. 

α) Για την αγορά από το Εμπόριο των υλικών που ανα- 
γκαιούν για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί προμηθειών που ισχύουν κάθε φορά για το 1 ΕΘΑ, εφό¬ 
σον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά. 

β) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, γί¬ 
νεται από , τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται απο τη 
Μονάδα και της οποίας μέλος είναι ο επιβλέπων, στον οποίο 
και παραδίδονται τα υλικά από την επιτροπή με βάση το 
σχετικό πρωτόκολλο. 
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7. Μεταφορές ϊ'λικών - μισθώσεις μέσων κλπ. 

Για τη μίσθωση μέσων, την εκτέλεση μεταφορών κλπ. 
που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις για μισθώσεις, μεταφορές κ.λπ. που 
ισχύουν κάθε φορά για το Γπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς 
και οι διατάξεις του διατάγματος αυτού. 

8. Εκτέλεση Έργου με εργοληπτική επιχείρηση (Γενική - 
Τμηματική). 

α) Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου ή τμήματος αυτού με . 
ανάδοχο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις των παρ. 2α (2) και 
2α (3) του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/85, εφόσον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά. 

β) Οι διαγωνισμοί για ανάθεση του έργου γίνονται πά¬ 
ντοτε προφορικοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 609/85. 

γ) Την εργολαβική σύμβαση υπογράφει, σαν εκπρόσωπος 
του Δημοσίου, ο Διοικητής της Μονάδος που εκτελεί το 
έργο. 

δ) Όλα τα ΠΚΤΜΝΕ και οι ΣΠ που δεν υπερβαίνουν 
αθροιστικά το 5% του ποσού της σύμβασης εγκρίνονται 
από το Διοικητή της Μονάδος Κατασκευής του Έργου. 
Πέρα από το όριο αυτό απαιτείται έγκριση του ΠΚΤΜΝΕ 
και ΣΠ από τον προϊστάμενο Σχηματισμό. 

ε) Επί των ενστάσεων αποφασίζει ο Διοικητής του Σχη¬ 
ματισμού, στον οποίο υπάγεται η Μονάδα Κατασκευής, 
μετά γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχημα¬ 
τισμού. Οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αίτηση θερα¬ 
πείας. 

9. Παραλαβές εργασιοόν 

α) Όλες οι αφανείς εργασίες, κατά το στάδιο της εκτέ¬ 
λεσής τους, παραλαμβάνονται από την Επιτροπή αφανών 
εργασιών, που αποτελείται από τον επιβλέποντα και έναν 
Αξιωματικό της Μονάδος που εκτελεί το έργο και συγκρο¬ 
τείται από τη Μονάδα. 

β) Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται μετά τρεις (3) 
μήνες από το βεβαιωμένο πέρας του έργου. 

γ) Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά τρεις (3) μήνες 
από την προσωρινή παραλαβή. 

δ) Κατά τα λοιπά, για τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου 
με ανάδοχο, ισχύει το Π.Δ. 609/85 και το παρόν. 

10. Δικαιολογητικά - Απόδοση Δαπανών. 

α) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 
2α (3) του παρόντος άρθρου, ισχύει για τα δικαιολογητικά 
και την απόδοση των δαπανών το άρθρο 15 του παρόντος. 

β) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 
2α (2) του παρόντος άρθρου, ισχύει επίσης το άρθρο 15 αλλά 
στο Μερικό Φάκελο IV επισυνάπτονται και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 

1. Διαταγές συγκρότησης Επιτροπών διενεργείας δια¬ 
γωνισμών για προμήθεια υλικών από το Εμπόριο, δικαιολο- 
γητικά δημοσιότητας αυτών, πρακτικά των διαγωνισμών και 
εισηγητικές εκθέσεις των επιτροπών, εγκριτικές διαταγές 
των διαγωνισμών, τυχόν υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ 
υπηρεσίας και προμηθευτή. 

2. Πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής , 
υλικών και διαταγές συγκροτήσεως αντίστοιχων επιτροπών. 

3. Οικονομικά δικαιολογητικά, ήτοι αποδείξεις, τιμολόγια 
προμηθευτών, δικαιολογητικά κρατήσεων (εάν έγιναν), 
φορολογικές ενημερότητες προμηθευτών (όπου απαιτούνται) 
κλ.π. 

4. Αντίστοιχα με τα παραπάνω δικαιολογητικά για τυχόν 
μισθώσεις μέσων, μεταφορές υλικών κλπ. (δικαιολογητικά 
διαγωνισμών, σχετικές διαταγές,οικονομικά δικαιολογητικά). 

5. Υπόμνημα δικαιολόγησης των υλικών Εμπορίου ή του 
Δημοσίου, που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο. 

6. Αποδείξεις χρεώσεως που συντάσσονται από το. Δια¬ 
χειριστή Υλικού της Μονάδος, για τα υλικά που αγοράστη¬ 
καν από το Εμπόριο και δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, 
όπως προκύπτει από το Υπόμνημα δικαιολογήσεως υλικών 
Εμπορίου. 


7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικά για τη δαπάνη του 
έργου. · γ 

γ) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 
2α (1) του παρόντος άρθρου, πέρα από τα δικαιολογητικά 
της προηγουμένης υποπαραγράφου (10β) απαιτούνται και 
τα παρακάτω : 

1. Μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωμής του εργατοτεχνι- 
κού προσωπικού που εργάστηκε για την εκτέλεση του έργου. 

2. Διαταγές με τις οποίες προσλήφθηκε το ιδιωτικό εργα¬ 
τοτεχνικό προσωπικό και εγκρίθηκε η απασχόληση οπλιτών. 

3. Τα δικαιολογητικά παραλαβής των εργασιών του 
Μερικού Φακέλου III, όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 
του παρόντος. 

4. Απολογισμός όλων των γενομένων δαπανών. 

5. Κατάσταση κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

δ) Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων ΙΟβ και ΙΟγ 
του παρόντος άρθρου ταξινομούνται σε ξεχωριστούς υπο- 
φακέλους ως εξής : 

1. Για προμήθειες, μεταφορές κλπ. που έγιναν με διαγω¬ 
νισμό, σε ξεχωριστό, για κάθε περίπτωση διαγωνισμού, υπο- 
φάκελο. 

2. Για προμήθειες, μεταφορές κλπ. που έγιναν χωρίς 
διαγωνισμό σε ξεχωριστό, για κάθε περίπτωση προμηθευτή, 
μεταφορές κλπ. υποφάκελο. 

3. Όλες οι μισθοδοτικές καταστάσεις ταξινομούνται σε 
ιδιαίτερο υποφάκελο. 

4. Στις περιπτώσεις εκτελέσεως έργου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2α (1) του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά 
της δαπάνης του έργου υποβάλλονται για έλεγχο και έγκριση 
μετά την οριστική παραλαβή. 

ε) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν 
πλήρη, όπως παραπάνω ορίζεται, η δε εκ των υστέρων συ¬ 
μπλήρωσή τους είναι ανέφικτη, ο Υπουργός ή αρμόδιο εξου¬ 
σιοδοτημένο όργανο αποφασίζει κατά τις διατάξεις «περί 
οικονομικής μερίμνης και λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων», 
για την αποδοχή ή μη της δαπάνης με βάση τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά. 

Άρθρο 18. 

1. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις 
του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/84 και τα εκτελε¬ 
στικά του Προεδρικά Διατάγματα. 

2. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο- 
σίσευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΛΚΗΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Υ·)ΓΟΣ ΕΘΗ. ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΒΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΝ. ΚΡΙΌΝ 

•ΚΟΔ. ΧΤΑΘΜΧ ΕΥΑΓΓΕΛΟ* ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΧ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΙΤ ΑΡΙΘ. 379 

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμί¬ 
σεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα «ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛ.Δ.Α. 
Α.Ε. * 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 4418/84 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
23/1984 τ. Ά). 

2. Την υπ’ αριθμ. 343/1987 γνωμοδότηση του Συμβου- 
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λίου της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

• Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία 
εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται 
από τ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ 41ΤΛΙΣΤΗΡΙΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
(ΕΑ.Δ·Α.) Λ·Ε· είναι ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα 
όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των ΕΛ.Δ.Α. 
και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 2. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή. 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγού¬ 
μενο άρθρο είναι ειδικότερα : 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η Διεύθυνση Τεχνικιόν Υπηρεσιών των ΕΛ.Δ.Α. 
με τα αρμόδια Τμήματα και Τομείς της. 

β) «Προϊστάμενη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευ¬ 
θυντής Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οργανωτικές 
διατάξεις των ΕΛ.Δ.Α. 

Άρθρο 3 


Τεχνικό Συμβούλιο. 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.Δ.Α. με διετή θητεία και 
αποτελείται από : 

α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ^ τεχνικός, 
διπλωματούχος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που κανένα 
μέλος του Δ.Σ. δεν είναι τεχνικός μπορεί να ορισθεί με 
την απόφαση συγκρότησης, τεχνικός υπάλληλος των ΕΛ.Δ.Α. 
διπλωματούχος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

β) Το Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών των 
ΕΛ.Δ.Α. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. ? 

γ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά¬ 
δας (ΤΕΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη 

Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. ( 

δ) Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α η Β 
που Ορίζεται με τον αναπληρωτή του απο τον ϊπουργο 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

ε) Ένα δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας των ΕΛ.Δ.Α. 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρός ορίζετα. 
ένας από τα υπό στοιχ. («) ή (β) μέλη, που σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύμματος αναπληρώνεται από το άλλο μέλος. 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος των ΕΛ.Δ.Α4 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση 
συγκρότησης του Συμβουλίου. 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλει στις 
συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή 
πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που ^ζη¬ 
τούνται στο Συμβούλιο. 

5. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο 01 
Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχν* 
Υπηρεσιών των ΕΛ.Δ.Α, και σε περίπτωση απουσιας η 
κωλύμματος ο αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος. Οι εισηγητές 
συμμετέχουν χωρίς ψήφο. 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δυο απο 
τα μέλη του. 


7. Οι αποφάσεις και γνο^οδοτήσεις λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παροντο»; μελών. Σε περίπτωση 
ίσοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά 
αυτού Διατάγματα. Επίσης για θέματα έγκρισης συγκρι¬ 
τικών πινάκων, παρατάσεων προθεσμιών, πρωτοκόλλων νέων 
τιμούν, καθώς κομ για κάθε θέμα που παραπέμπει σ’ αυτό 
το όργανο, που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκε¬ 
κριμένη περίπτωση. 

Άρθρο 4. 

Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη. 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίνει; από τις κείμενες 
διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων των ΕΛ.Δ.Α. 
εγκρίνονται από Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από 
αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χοιροταξίας και Δημοσίων 
Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από πρό¬ 
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.Δ.Α. 

Άρθρο 5. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

Οι διακηρύξεις διεθνών οΐαγο;νισμο>ν για έργα που αφο¬ 
ρούν το παρόν διάταγμα, εγκρίνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 6. 

Αιτήσεις θεραπείας. 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 
αποφασίζει ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου των 
ΕΛ.Δ.Α. 

2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας χωρίς να απαι¬ 
τείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνε: ι 
στην υπηρεσία που έχ*ι εκδώσει την προσβαλλομένη πράξη. 
Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της 
πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

3. Αιτήσεις θεραπείας του κυρίου του έργου διέπονται 
από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 
1418/1984. 

Άρθρο 7. 

Τελικές διατάξεις. 

Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις 
του παρόντος διέπονται από το Ν.1418/1984 και τα Προε¬ 
δρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Άρθρο 8. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει απο τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΣΕΤΑΗΗΣ 

ΟΙ ΤΠΟΥΤΓΟΙ 

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Χ8Ρ0ΤΛΕ.ΑΣ ΚΑ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΊ 

ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ ΚΑ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


(») 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΠΛΑ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 380 

Όργανα —ου αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη 
«Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα & Εκμε¬ 
τάλλευση ϊ'δρογονανθράκων Α.Ε.» (ΔΕΠ-ΕΚΤ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 
«Δημοσία Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 
τ. Α'). 

2. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 1571/85 
«Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 192). 

3. Την αριθ. 342/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση των Γπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις 
του X. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία 
εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται 
από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα και 
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΔΕΠ -ΕΚΥ) είναι 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα εξου¬ 
σιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις 
της ΔΕΠ - ΕΚΥ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα 
άρθρα. 

Άρθρο 2. 

Ορισμοί. 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προη¬ 
γούμενο άρθρο είναι ειδικότερα : 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠ - ΕΚΥ. 

β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
η υπηρεσία που προΐσταται άμεσα της Διευθύνουσας Υπη¬ 
ρεσίας. σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠ - 
ΕΚΥ με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

2. Το όργανο της ΔΕΠ - ΕΚΥ που έχει την αρμοδιό¬ 
τητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές 
διατάξεις να αποφασίζει για τη διάθεση της πίστωσης 
ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου, ασκεί 
και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : 

α) Αποφασίζει αν το έργο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία 
ή από εργοληπτική επιχείρηση. Στην περίπτωση που η 
εκτέλεση του έργου γίνεται από εργοληπτική επιχείρηση 
καθορίζει και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης. 

β) Εγκρίνει το αποτέλεσμα η την ακύρωση ή τη μερική 
επανάληψη της δημοπρασίας. 

Άρθρο 3. 

Τεχνικό Συμβούλιο. 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ - ΕΚΥ και αποτελείται 
από : 

α) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της ΔΕΠ - ΕΚΥ, διπλω¬ 
ματούχους ΑΕΙ που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, 
της αυτής κατηγορίας, με την απόφαση συγκρότησης. 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού Α 
ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

γ) Ένα Οικονομολόγο της ΔΕΠ - ΕΚΥ που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. 


δ) Ένα δικηγόρο της ΔΕΠ - ΕΚΥ που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος 
με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της περί¬ 
πτωσης (α) της παραγράφου 1. 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλ¬ 
ληλος της ΔΕΠ - ΕΚΥ που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του με την απόφαση συγκρότησης. 

4. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο αρμόδιος 
Διευθυντής ανάλογα με το συζητούμενο θέμα ή τα εξουσιο¬ 
δοτημένα από αυτόν όργανα. Ο εισηγητής συμμετέχει στο 
Συμβούλιο χωρίς ψήφο. 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από 
τα μέλη του. 

5. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά 
του διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που 
παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευ- 
θύνων Σύμβουλος ή το όργανο που είναι αρμόδιο να απο¬ 
φασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Άρθρο 4. 

Πρότυπα Συμβατικά Τεύχη. 

Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από 
αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου της ΔΕΠ - ΕΚΥ και πρόταση 
του Διευθύνοντα Συμβούλου της. 

Άρθρο 5. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών και 
διαγωνισμών στους οποίους από τη διακήρυξη προβλέ- 
πεται υποχρειοτική η συνεργασία των Ελλήνων διαγωνιζο- 
μένων με Οίκους του εξωτερικού εγκρίνονται από το Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο της ΔΕΠ - ΕΚΥ. 

Άρθρο 6. 

Παρεκκλίσεις. 

Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες δια¬ 
τάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΔΕΠ - ΕΚΥ 
οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 7. 

Αιτήσεις θεραπείας. 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 
αποφασίζει ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της 

ΔΕΠ - ΕΚΥ. 

2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας χωρίς να απαι¬ 
τείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινο¬ 
ποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλ- 
λομένη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη 
έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευ- 
θύνουσα Υπηρεσία. 

3. Οι αιτήσεις θεραπείας του κυρίου του έργου, διέπονται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του 
Ν. 1418/1984. 

Άρθρο 8. 

Αυτεπιστασία. 

Στην έννοια της αυτεπιστασίας του άρθρου 4 παράγραφέ 
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1β του Ν. 1418/1984 περιλαμβάνονται και τα έργα της 
ΔΕΠ - ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ ή 
άλλους Κρατικούς Οργανισμούς ή φορείς και εκτελούνται 
από Κοινοπραξίες εταιριών ή φυσικών προσουπων στις 
οποίες μετέχει η ΔΕΓΙ - ΕΚΤ ή αυτοδύναμα με μερική 
ανάθεση. 

Άρθρο 9. 

Τελικές Διατάξεις. 

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμό¬ 
ζονται στις μελέτες και τα έργα που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρο¬ 
γονανθράκων, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 468/1976 
«■περί αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως υδρογοναν¬ 
θράκων κλπ.» (ΦΕΚ Α' 302) η εκτέλεση των οποίων 
διέπεται από τον νόμο αυτό και τα Προεδρικά Διατάγματα 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις δια¬ 


τάξεις του παρόντος διέπονται από το Ν. 1418/1984 και 
τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Άρθρο 10. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ> ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ* ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΧ ΑΝΑΕΤΑΧΙΟΧ ΠΕΠΟΝΗΧ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ· 



